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Εσωτερικός κανονισμός προμηθειών και εκποιήσεων της 
Εταιρείας Υδρεΰσεωε και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης 
(Ε.ΤΔ.Α. ΓΓ.) '··■·' 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 


1. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 τού Ν'. 1068/1980 
«πεοί συστάσεως Ενιαίου Φορέα ί'δρεύσεους-Απαχετεύσεως 
Πρωτεούσης» (ΦΕΚ 190/Α/23.8.80). - . 

2: Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ¬ 
γού Εσωτερικών αριθ. 58530/12.7.1982 (ΦΕΚ 474/Β/13.7. 
1.982) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους:Υφυπουργούς Εσω¬ 
τερικών». 


3. Τη 200/1984 γνωμοδότηση τού Συμβουλίου της Επι¬ 
κράτειας. μετά από πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έρ¬ 
γων και του Υφυπουργού Εσωτερικών, αποφασίζουμε : 


Άρθρο μόνο. 

Εγκρίνεται η 1066/17.1.1983 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ε.ΤΔ.Α.Π., που έχει ως εξής : 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (Ε.ΥΔ.Α.Π.) 


Άρθρο 1. 

Αντικείμενο του Κανονισμού. 

1. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Προμηθειών (Ε.Κ.ΓΙ.) 
περιλαμβάνει τους κανόνες που ρυθμίζουν _ τις προμήθειες 
κάθε υλικού για την κάλυψη των αναγκών της Ε.ΥΔ.Α.Π. 

Οι διατάξεις του εφαρμόζονται ανάλογα και στις εξής πε¬ 
ριπτώσεις : 

2. Παροχής υπηρεσιών προς την Ε.ΥΔ.Α.Π. 

3. Μισθώσεων κάθε φύσεως και μορφής. 

Άρθρο 2. 

Διάκριση των Προμηθειών. 

1. Οι προμήθειες από απόψεως διαδικασίας διακρίνον-αι 


β) Προμήθειες με συγκέντρωση προσφορών (πρόχειρος 
διαγωνισμός). 

γ) Προμήθειες με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, διεθνή 
ή μεταξύ εγχωρίων προμηθευτών. 

2. Από απόψεως προέλευσης διακρίνονται σε προμήθειες 
από την εγχώρια αγορά, και σε προμήθειες από ξένες χώρες. 

' Άρθρο 3. ■ 


Γ; Αίτηση αγοράς. 

1. Η αίτηση αγοράς συντάσσεται αποκλειστικά- από την 
Υπηρεσία Αποθηκών βάσει υπηρεσιακού σημειώματος της 
αιτούσης Υπηρεσίας κάι πρέπει να περιλαμβάνει με σαφήνεια 
τα εξής στοιχεία : 

α) Το είδος του-υλικού με λεπτομερή Τεχνική Προδιαγρα¬ 
φή. ; 

β) Την ποσότητα'που καθορίζεται από το επιθυμητό από¬ 
θεμα (8ΤΟΟΚ) ασφαλείας, το υπάρχον απόθεμα κατά, το 
χρόνο σύνταξης της αιτήσεως, τις προς παραλαβή ποσότητες 
από εκκρεμείς παραγγελίες, την κατανάλωση του προηγούμε¬ 
νου έτους και τις προβλεπόμενες ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. 
για περίοδο ενός "έτους. 

γ) Την επιθυμητή ημερομηνία παραλαβής των υλικών. 

δ) Την ανάγκη που καλύπτει η.προμήθεια ως και κάθε άλλο 
συμπληρωματικό υποβοηθητικό στοιχείο. '· , 

2. Η αίτηση τουν απαραίτητων στοιχείων και "υπογράφουν 
υποβάλλεται στην Υπηρεσία" Πρόμηθέιουν. 

3. Αίτηση που υποβάλλεται κατά - τρόπο μη σύμφουνο 
με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, ή προς τις υφιστά¬ 
μενες σαφείς οδηγίες, επιστρέφεται προς· την συντάξασα 
Υπηρεσία με σημείωση του; αεελειών πού χρειάζονται συ¬ 
μπλήρωση. 


ΙΙρομήθ: 


■ Ά.ρ&ρο 4. 

:ς χουρί; διαγωνισμό. 


Οι εξής προμήθειες γίνονται χωρίς διαγωνισμό, με απευ¬ 
θείας ανάθεση σε έναν προμηθευτή : 

1. Προμήθεια υλικών, εφοδίων αξίας μέχρι 5.000 δρχ. 
γίνονται από την Υπηρεσία Προμηθειών ή τους προϊσταμέ¬ 
νους υπηρεσιών και τμημάτων με σκοπό την κάλυψη άμεσων 
αναγκών. 


σε : 

α.) Προμήθειες χωρίς διαγωνισμό με ανάθεση απευθείας 
σε έναν προμηθευτή. 


2. Για να αντιμετωπισθούν εξαιρετικούς επείγουσες περι¬ 
πτώσεις η αξία μπορεί να φθάσει τις 20.000 δρχ.. με ευθύνη 
του Διευθυντή. 








354 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


3. Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων, μηχανημά¬ 
των ή συσκευών, από τον κατασκευαστή τους ή τον κατα¬ 
σκευαστή του ίδιου του ανταλλακτικού. 

4. Προμήθεια υλικών που διατίθενται μονοπωλιακώς, 
ανεξάρτητα από το ύψος της δαπάνης. 

5. Παροχή υπηρεσιών (συντήρηση, επισκευή υλικών) η 
οποία μπορεί να γίνει από τον κατασκευαστή του υλικού ή 
από ειδικό συνεργείο και γι’ αυτό δεν είναι δυνατή η συγκέ¬ 
ντρωση προσφορών. 

Άρθρο 5. : 

Π ρομήθεια με' συγκέντρωση προσφορών 
(Πρόχειρος διαγωνισμός) 

1. Κατά τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού συγκε^ 
ντρώνονται όσο το δυνατό περισσότερες προσφορές με 
γρήγορο και απλό τρόπο. 

2. Προμήθειες υλικών αξίας από 5.001 μέχρι 60.000 δρχ. 
γίνονται με συγκέντρωση 3 τουλάχιστον προσφορών. Τό σχε¬ 
τικό πρακτικό της επιτροπής αγορών εγκρίνεται από τον 
προϊστάμενο της Υπηρεσίας Προμηθειών. 

. 2. Προμήθειες υλικών αξίας 60.001-250.000 δραμχές γίνο¬ 
νται με την ίδια διαδικασία αλλά με συγκέντρωση 5 τουλά¬ 
χιστον προσφορών εφόσον τούτο είναι δυνατό. Η τελική 
έγκριση στο πρακτικό δίνεται από το Διευθυντή που υπά¬ 
γεται η Υπηρεσία Προμηθειών. 

Άρθρο 6. 

Προμήθειες με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό. 

·-* 

Προμήθειες υλικοόν αξίας μεγαλύτερης από 250.000 δρχ. 
πραγματοποιούνται με δημ.όσιο μειοδοτικό διαγωνισμό και 
εγκρίνονται : 

1. Από το Γενικό Διευθυντή εάν η αξία δεν υπερβαίνει 
το-ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000)'και από το Διοι¬ 
κητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύ- 
σεως Πρωτευούσης για προμήθειες μεγαλύτερης αξίας. 

2. Τα ποσά που αναφέρονται στα άρθρα 4, 5 και 6 του πα¬ 
ρόντος κανονισμού μπορούν να αναπροσαρμόζονται με από¬ 
φαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Υδρεύσεως 
και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης. 

Άρθρο 7. 

Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού. 

1: Με βάση την αίτηση αγοράς συντάσσεται από το Γρα¬ 
φείο Τεχνικού Ελέγχου σχετική διακήρυξη διαγωνισμού, 
στην οποία επισυνάπτονται οι γενικοί όροι οι οποίοι αποτε¬ 
λούν αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης. 

2. Η. διακήρυξη περιλαμβάνει : 

Σαφή περιγραφή του υλικού, την ποσότητα, τον τόπο και 
το χρόνο υποβολής των προσφορών, την ημερομηνία, την 
ώρα και τον τόπο διενέργειας του διαγωνισμού. 

Τους όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

Το χρόνο ισχύος των προσφορών. 

Τον τόπο, τον τρόπο και το χρόνο παραδόσεως υλικών. 

Τις κυρώσεις σε περίπτωση μη εκτέλεσης, μη εμπρόθε¬ 
σμης ή μη καλής εκτέλεσης της . σύμβασης. 

Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

Προδιαγραφές και όρους με βάση τους οποίους θα καταρ¬ 
τιστεί και θα εκτελεστεί η σύμβαση. 

Άρθρο 8. 

Γλώσσα σύνταξης διακήρυξης. 

1. Στους διεθνείς διαγωνισμούς οι όροι της διακήρυξης 
συντάσσονται και στην Αγγλική γλώσσα. 

Σε περίπτοοση αμφιβολίας το ελληνικό κείμενο είναι επι¬ 
κρατέστερο. 


Άρθρο 9. 

Δημοσίευση διακήρυξης. 

1. Περίληψη κάθε δια κήρυξης δημοσιεύται με φροντίδα 
της Υπηρεσίας Προμηθειών σε μία οικονομική και μία ημε¬ 
ρήσια.Αθηναϊκή Εφημερίδα τουλάχιστον,, από εκείνες που 
κυκλ.οφορούν ευρύτερα. 

2. Η δημοσίευση μπορεί να γίνει και δύο ή και περισσότε¬ 
ρες φορές, ανάλογα με την αξία, του υπό προμήθεια είδους. 

•3. Ο χρόνος που-μεσολαβεί-μεταξύ της--πρώτης δημοσίευ¬ 
σης! και της διενέργειας του διαγωνισμού είναι ανάλογος με 
τη φύση της προμήθειας -και τις ανάγκες ;της· Εταιρείας- Γ- 
δρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης. 1 - ■ 

4. Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 10 
ημέρες, όταν πρόκειται, για. προμήθειες από. το-εσωτερικό 
και από 45 ημέρες όταν πρόκειται για δίεθνή διαγωνισμό. 

Άρθρο 10. 

Δικαιούμενοι συμμετοχής σε διαγωνισμό. 

Στους διαγωνισμούς που διενεργεί η Εταιρεία Υδρεύσεως 
και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης μπορούν να λάβουν μέρος: 

1. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Ελληνικά ή άλλων 
χωρών, τα οποία ασκούν το εμπορικό, βιομηχανικό ή βιοτε¬ 
χνικό επάγγελμα κατά το χρόνο που γίνεται ο διαγωνισμός. 

2. Εμπορικοί αντιπρόσωποι των παραπάνω φυσικών ή 
νομικών προσώπων. 

3. Συνεταιρισμοί που έχουν την έδρα τους·στην Ελλάδα. 

Άρθρο 11. 

Αποκλεισμός Προμηθευτών. 

1. Αποκλείονται από τη συμμετοχή· σε διαγωνισμούς 
προμήθειας υλικών για πέντε (5) χρόνια από την αποχώ¬ 
ρησή τους: 

α) Πρώην καταστατικά όργανα ή μόνιμοι ή με σύμβαση 
έκτακτοι υπάλληλοι, που απασχολήθηκαν ή εργάσθηκαν στην 
Ε. ΓΔ.Α.Π. πάνώ από ο χρόνια και αποχώρησαν από το 
λειτούργημά τούς ή από-την Υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο 
καθώς και β) τα νομικά πρόσωπα στα οποία είναι Διευθυντές 
ή μέλη της Διοίκησης, πρόσωπα των παραπάνω κατηγοριών. 

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατό 
να αποκλειστεί από συγκεκριμένο ή από κάθε διαγωνισμό 
για ορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο το οποίο δεν εξεπλήρωσε με την απαιτούμενη στις 
συναλλαγές ευθύτητα και καλή πίστη υποχρεώσεις που ανέ¬ 
λαβε προς την Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχερύσεως Πρω- 
.τευούσης. 

3. Αποκλείονται από τη συμμετοχή σε διαγωνισμό της 
Εταιρείας Υορεύσεω,ς και Αποχετεύσεως , Π ρωτευούσης. για 
προμήθεια ολικών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυ¬ 
τής. κατά το χρόνο της θητείας τους και επί πέντε χρόνια 
μετά τη λήξη της. 

4. Αποκλείονται τέλος οι συγγενείς των προσώπων που 
αναφέρονται στην πρώτη και τρίτη παράγραφο του παρόντος 
άρθρου. 

. Άρθρο 12. 

Υποβολή προσφορών. 

1. Εκείνοι οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε δια¬ 
γωνισμό -πέπει να καταθέσουν τις έγγραφες προσφορές τους 
το αργότερο μέχρι την ημέρα και ώρα που ανα.φέρεται στη 
διακήρυξη. 

2. Κατ’ εξαίρεση γίνονται δεκτές προσφορές οι οποίες 
στέλνονται ταχυδρομικούς στην Εταιρεία Υ'δρεύσεως και 
Αποχετεύσεως Πρωτευούσης με συστημένη επιστολή, με την 
προϋπόθεση ότι φθάνουν στην. Εταιρεία Υδρεύσεως και Απο¬ 
χετεύσεως Πρωτευούσης πριν από την ημέρα και ούρα διενέρ¬ 
γειας του διαγωνισμού. 

3. Στο φάκελο της προσφοράς που στέλνεται ταχυδρο¬ 
μικούς πρέπει να αναγράφονται καθαρά η λέξή «ΠΡΟ¬ 
ΣΦΟΡΑ», ο αριθμός διακήρυξης, η ημερομηνία του διαγωνι¬ 
σμού και το είδος για το οποίο υποβάλλεται η προσφορά. 
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4. Προσφορές, οι οποίες παραλαμβάνονται από την Εται¬ 
ρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης μετά τη 
διενέργεια του διαγωνισμού θεωρούνται αντιπροσφορές, ανε¬ 
ξάρτητα από το χρόνο ταχυδρόμησής τους. ■ 

5. Στην προσφορά πρέπει αρπαραίτητα να γράφεται ότι 
εκείνος που προσφέρει γνωρίζει τους όρους της διακήρυξης 
και τους αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη, εκτός από εκείνους 
οι οποίοι ρητά απορρίπτονται ή τροποποιούνται από την προ¬ 
σφορά. 

6. Προσφορά που υποβάλλεται εκπρόθεσμα ή είναι αό¬ 
ριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή τελεί υπό αίρεση απορ¬ 
ρίπτεται ώς απαράδεκτη από την επιτροπή. ■ ; 

7. Προσφορές οίκων Εξωτερικού μπορούν να υποβληθούν 
στην Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως ΓΙριυτευούσης 
στο όνομα και για λογαριασμό .τους μέσω αντιπροσώπων τους 
στην Ελλάδα, νομίμους εξουσιοδοτημένων. ' 

8. Οι αντιπρόσωποι των οίκων του εξωτερικού πρέπει 
να είναι και αντίκλητοι, νόμιμα εξουσιοδοτημένοι από αυτούς 
να παραλαμβάνουν έγγραφα δεσμευτικά για τους οίκους έναντι 
της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης. 

9. Οι Αντιπρόσωποι πρέπει να είναι μέλη ' του Εμπορικού 

και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και κάτοχοι 
του προβλεπόμενου από το Νόμο διπλοόματος εμπορικού 
αντιπροσούπ'ου. _·· - 

·,Άρθρο 13: . ■ - · . 

Αποσφράγιση των προσφορών. 

1. II αρμόδια επιτροπή προμηθειών αποσφραγίζει τις 
προσφορές ακριβώς μετά τη λήξη της ώρας διενέργειας του 
διαγωνισμού που καθορίζεται από τη διακήρυξη. 

2. Μ αποσφράγιση των προσφορών γίνεται στα γραφεία 
της Εταιρείας Γδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης 
και μπορούν να παρίστανται σ’ αυτή μόνο εκείνοι που παίρ¬ 
νουν μέρος στο διαγωνισμό ή εξουσιοδοτημένοι ;αντιπρό¬ 
σωποί τους. 

3. Η επιτροπή’ μονογράφει τους φακέλους και, όλα τα 
φύλλα το^ν προσφορούν καθώς και όλα τα συναφή 'έγγραφα. 
Ανακοινώνει δε δημόσια τα κύρια στοιχεία των προσφορών. 

4. Η επιτροπή προμηθειών δεν είναι υποχρεωμένη κατά 
την παραλαβή των προσφορών να ελέγχει τη' συμμόρφωση 
των διαγωνιζομ,ένών προς τους όρους της διακήρυξης. 

. . Άρθρο· 14. · . 

Εγγύηση συμμετοχής. 

1. Οι προσφορές που υποβάλλονται στο διαγοκκσμό 
πρέπει να συνοδεύονται από εγγυητική επιστολή αναγνωρι¬ 
σμένης τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα και για ποσό 
που καλύπτει το ' 5% της συνολικής αξίας της προσφοράς. 

. 2. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή με εγγύηση που δεν εκ¬ 
πληρώνει τις παραπάνω . προϋποθέσεις απορρίπτονται, ως 
τυπικά απαράδεκτες. 

3. Ο προμηθευτής στον οποίο γίνεται η κατακύρωση υπο- 

χρεούται να καταθέσει την εγγύηση .καλής εκτέλεσης και 
να υπογράψει τη σχετική σύμβαση μέσα στο χρόνο που ορίζει 
η διακήρυξη ή μέσα σε εύλογο χρόνο εάν ο χρόνος υπογραφής 
δεν ορίζεται σ’, αυτή. , < :■ ■ 

• Εάν ο προμηθευτής δε συμμορφωθεί προς τις υποχρεώ¬ 
σεις του αυτές η Εταιρεία Υδρεύσεως καί, Αποχετεύσεως 
Πρωτευούσης έχει το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτο^το οπότε 
η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της 
Εταιρείας Υ’δρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης. 

4. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται σ’ αυτούς που 
έλαβαν μέρος και δεν αναδείχθηκαν μειοδότες αμέσως μετά 
την κατακύρωση·του διαγωνισμού. 


Αν η προσφορά .τους εξακολουθεί να ιοχύει και μετοί την 
κατακύρωση, η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται μετά τη 
λήξη ισχύος της προσφοράς τους. · 

Ειδικά η εγγύηση του προμηθευτή στον οποίο κατακυρώ¬ 
νεται η προμήθεια, επιστρέφεται σ’ αυτόν μετά την υπογραφή 
της συμβάσεως και την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέ¬ 
λεσής της. 

Άρθρο 15. 

Ενστάσεις. 

:!. Ενστάσεις κατά της συμμετοχής προμηθευτή ή κατά 
της νομιμότητας διενέργειας του διαγαινισμού υποβάλλονται 
μόνο εγγράφως κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού ή εντός 
των δύο εργασίμων ημερών που επακολουθούν τη διενέρ¬ 
γειά του. 

2. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται με το πρακτικό η επ ι- 
τροπή προμηθειών. 

Άρθρο 16. 

Αντιπροσφορές. 

1. Προσφορές ' που υποβά/Αονται μετά την ημερομηνία · 
και ώρα που έχει καθοριστεί, θεωρούνται ως αντιπροσφορές 
και είναι απαράδεκτες. . 

2. .Τροποποίηση, διόρθωση ή πρόταση που εξομοιούται 
με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη, όπως είναι απαράδεκτη 
οποιαδήποτε αξίωση ή αίτηση που στηρίζεται σε αντιπρο¬ 
σφορά ή τροποποίηση. 

Άρθρο 17." 

- · Ισχύς προσφορών. 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές 
επί 60 ημέρες όταν πρόκειται για προμήθεια από το .Εσωτε¬ 
ρικό και 90 ημέρες όταν πρόκειται για προμήθεια από χώρες 
του Εξωτερικού.; ■ 

2. Η ισχύς των προσφορών αρχίζει την επόμενη του δια¬ 
γωνισμού. ,· 

3. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να δηλώσουν ρητά στην 
προσφορά τους ότι-αυτή ισχύει για το παραπάνω χρονικό 
διάστημα και ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής πα¬ 
ραιτούνται του δικαιώματος να την ανακαλέσουν η να επι¬ 
φέρουν σ’ αυτήν οποιαδήποτε τροποποίηση ή διόρθωση. 

4. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος αυτής μικρότερο 
από αυτόν που ορίζει η διακήρυξη μπορεί να γίνει δεκτή 
μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής προμηθειών. 

5. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης της προμήθειας στο 
μειοδότη, μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της 
προσφοράς, εάν οι μειοδότες παράτειναν την ισχύ τιυν προ¬ 
σφορών ,τους. 

Άρθρο 18. . . 

Αξιολόγηση των προσφορών. 

1. Ως στοιχεία αξιολόγησής των προσφορών για την κα¬ 
τακύρωση της προμήθειας λαμβάνονται : 

Η προσφερόμενη τιμή, η ποιότητα και η εγγύηση-.καλής 
λειτουργίας εφόσον απαιτείται, ο χρόνος παράδοσης, η συμ¬ 
μόρφωση του προμηθευτή προς τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης, το κόστος λειτουργίας κοίι 
συντήρησης.· οι οικονομικές και τεχνικές δυνατότητες του 
προμηθευτή και η υποχρέωση προστασίας της εγχώριας 
βιομηχανίας και βιοτεχνίας, όταν υπάρχει. 

2. Τα παραπάνω κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών 
αναφέρονται ενδεικτικά και δε δεσμεύουν την Εταιρεία Υ¬ 
δρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης η οποία μπορεί 
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να επιλέξει και να χρησιμοποιήσει την κατά την κρίση της 
καλύτερη μέθοδο οικονομικής και τεχνικής αξιολόγησης το^ν 
προσφορών. 

3. Αν για το ίδιο κατά ποιότητα είδος προσφέρθηκαν οι 
ίδιες τιμές από. διάφορους μειοδότες, τότε ενεργείται από 
τον πρόεδρο της επιτροπής προμηθειών κλήρωση ενώπιον 
των μειοδοτών ή και εν απουσία των εφόσον όμως κλήθη¬ 
καν με απόδειξη και δεν παρέστησαν. 

Αντί για την κλήρωση η επιτροπή μπορεί να εισηγηθεί 
την κατ’ ισομοιρία ανάθεση της εργασίας. 

Άρθρο 19. 

■ Ειδικοί Εμπειρογνώμονες-χημικές εξετάσεις. 

1. Όταν πρόκειται για προμήθειες που η πραγματοποίη^ 
σή τους απαιτεί κατά την κρίση της Διευθύνσεως της Εται¬ 
ρείας ΐδρεύσειος και Αποχετεύσεως ΙΙρωτευούσης τη συν¬ 
δρομή προσώπων με ειδικές γνώσεις, μπορούν να καλούνται 
ειδικοί εμπειρογνώμονες με σκοπό τη διατύπωση έγγραφης 
γνώμης για την άρση αμφισβητήσεοιν στις τεχνικές προδια- 
γραφές, στους γενικούς ή ειδικούς όρους, στις διαφορές μετα¬ 
ξύ προσφορών -/.σ', στιγμάτων, στην ποιοτική κατάταξη των 
■•δειγμάτων κα: της προτιμητέας προσφοράς. 

2. Εμπειρογνώμονες μπορούν-να είναι υπάλληλοι της Ε¬ 
ταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Π ρωτευούσης ή του 
Δημοσίου ή άλλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 
έφόσον'όμως αυτοί αποδεδειγμένα κατέχουν τις απαιτού- 
μενες ειδικές γνώσεις. 

3. Η γνωμοδότηση των εμπειρογνωμόνων καταχωρίζεται 
στο πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού. 

4. Αν για τη διαπίστωση, της ποιότητας των ειδών ή 
την ποιοτική κατάταξη ή την παραλαβή τους παρίσταται 
ανάγκη χημικής εξετάσεως ή δοκιμών σε ειδικά εργαστήρια, 
η εξέταση αυτή γίνεται στο Γενικό Χημείο του Κράτους, το 
Κρατικό Εργαστήριο Δημοσίων Έργων (ΚΕΔΕ) ή το Εθνικό 
Μετσόβ’ιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ. 11.) με καταβολή των καθορι¬ 
ζόμενων υπέρ αυτών δικαιωμάτων υπό της Εταιρείας Υδρεύ¬ 
σεως και Αποχετεύσειυς ΓΙρωτευούσης. 

Στη διακήρυξη μπορεί να προβλέπεται ότι οι δαπανες 
αυτές και η φροντίδα προσκόμισης το^ν σχετικών αναλύσεων 
ή βεβαιώσεων βαρύνουν τους προμ.ηθευτές. 

Άρθρο 20. 

Κατακύρωση διαγωνισμού. 

1. Ο Γενικός Διευθυντής ή το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Εταιρείας Υδρευσε ως και Αποχετεύσεως Πρωτευού-σης έχο¬ 
ντας υτ.'ίύη το πρακτικό της επιτροπής προμηθειών και το 
σχετικό φάκελο αποφασίζει για την κατακύρωση του αποτε¬ 
λέσματος του διαγωνισμού μέσα σε εύλογο κατά περίπτωση 
χρόνο.· 

■ 2. Για τη λήψη της απόφασης αυτής δεσμεύεται από τις 

τιμές των προσφορών αλλά μπορεί : 

α) Να μη κατακυρώσει- το διαγωνισμό στον πρώτο μειο¬ 
δότη, αλλά στους επόμενους μειοδότες. 

β) Να απορρίψει οποιαδήποτε ή και όλες τις προσφορές 
ή να ματαιώσει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας. 

γ) Να αναβάλλει, να επαναλάβει το διαγωνισμό ή να 
προβεί σε απευθείας ανάθεση της προμήθειας εάν θεωρεί 
τις τιμές ασύμφορες ή εάν στο διαγωνισμό δε συμμ.ετέσχε 
επαρκής αριθμός διαγωνιζομένων ή εάν έλαβε χώρα συμπαι¬ 
γνία ή προσυνεννόηση μ.εταξύ των διαγωνιζομένων και σε 
κάθε άλλη περίπτωση που οι διαγωνισθέντες ή οι προσφορές 
τους δεν εξασφαλίζουν επαρκώς τα συμφέροντα της Εταιρείας 
Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως ΓΙρωτευούσης και την πληρη 
και άψογη εκτέλεση της προμήθειας. 

3. I I Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευού- 
■σης δεν υπέχει ευθύνη ή υποχρέωση για αποζημίωση των 
.διαγωνιζομένων ως συνέπεια " της άσκησης των παραπανω 
δικαιωμάτων της. 


4. Η εκτίμηση για την πληρότητα της προσφοράς και 
η κρίση για τη συμμόρφωση του μειοδότη προς όλους τους 
όρους της διακήρυξης ανήκουν στη διακριτική εξουσία της 
Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Π ρωτευούσης. 

Άρθρο 21. 

Αναγγελία, Ανάθεση προμήθειας. 

1. Στον προμηθευτή στον οποίο γίνεται η κατακύρωση 
απευθύνεται σχετική έγγραφη ανάθεση με απόδειξη παρα¬ 
λαβής που περιλαμβάνει τα κύρια στοιχεία της προμήθειας. 

2. Από το χρονικό σημείο της κατά τα ανωτέρω ανακοί¬ 
νωσης στο μειοδότη η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί. 
Η παραγγελία που επακολουθεί περιέχει τους όρους εκτέ¬ 
λεσης της σύμβασης. 

3. Προκειμένου περί κατακύρωσης προμήθειας σε αλ¬ 
λοδαπό μειοδότη η ανακοίνωση αυτή απευθύνεται στον αντι¬ 
πρόσωπό του στην Ελλάδα. 

Σε περίπτωση ελλείψεως αντιπροσώπου απευθύνεται σχε¬ 
τικό τηλεγράφημα, στον ίδιο τον ανακηρυχθέντα προμηθευτή. 

4. Η προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης αρχίζει από 
της υπογραφής της ή από της λήψεως της εγκρίσεως εισα¬ 
γωγής. 

Άρθρο 22. 

Δικαίωμα αυξομείωσης της προμήθειας. 

1. Η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Π ρωτευούσης 
έχει το δικαίωμα να περιλάβει στη σύμβαση που θα υπογρα¬ 
φεί όρο, βάσει του οποίου κατά τη διάρκεια της ισχύος της 
θα μπορεί να αυξομειώσει τις αρχικές ποσότητες κατά πο¬ 
σοστό μέχρι 30% 

2. Η αυξομείωση μπορεί να αφορά" όλες τις κατηγορίες 
υλικών ή μερικές μόνο απ’ αυτές, ο δε προμηθευτής υποχρεού- 
ται να παραδώσει τις νέες ποσότητες με τις ίδιες τιμές και 
τους ίδιους υπόλοιπους όρους της σύμβασης. 

Άρθρο 23. 

Δικαίωμα ευρεσιτεχνίας. 

Ο προμηθευτής που αναδεικνύεται κατόπιν δημοσίου μειο¬ 
δοτικού διαγίονισμού έχει υποχρέωση να διασφαλίζει την 
Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως ΓΙρωτευούσης από 
οποιαδήποτε απαίτηση, που θα μπορούσε να εγείρουν τρίτοι 
κατ’ αυτού ή κατά της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύ¬ 
σεως ΓΙρωτευούσης σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία 
ή τα διεθνώς ισχύοντα για τα προνόμια ευρεσιτεχνίας, με 
αφορμή τη χρήση ή τη με οποιοδήποτε τρόπο διάθεση του 
υλικού της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Π ρω¬ 
τευούσης. 

Άρθρο 24. 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

1. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώνεται η προμή¬ 
θεια υποχρεούται μέσα σε 7 ημέρες - και πάντως πριν από την 
επιστροφή της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής - από την 
έγγραφη ειδοποίηση της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχε¬ 
τεύσεως ΓΙρωτευούσης για την ανάθεση της προμήθειας να 
καταθέσει εγγυητική επιστο?,ή καλής εκτέλεσης Τράπεζας 
που λειτουργεί στην Ελλάδα, και για ποσό που καλύπτει το 
10 % της συνολικής αξίας των υλικών. 

2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέ- 
φεται στον προμηθευτή ολόκληρη ή τμηματικά και ανάλογα 
με το παραδιδόμενο μέρος των υλικών, μετά από την ανεπι¬ 
φύλακτη οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή τους. 

3. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
καταπίπτει αυτοδικαίως ολικά ή μερικά, υπέρ της Εταιρείας 
Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως ΓΙρωτευούσης για την ικονο- 
ποίηση αξιώσεων της από την εκπρόθεσμη εκτέλεση της 
σύμβασης και κυρίως από την παράδοση υλικών με πραγμα¬ 
τικά ελαττώματα που μειώνουν την αξία ή τη χρησιμότήτά 
τους. 
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4. Εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι και κυρίως επί μισθώ¬ 
σεων μεταφορικών μέσων, μπορεί με την, κατακυρωτική 
απόφαση να μην απαιτηθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέ¬ 
λεσης ή να ορισθεί ποσοστό εγγύησης μεγαλύτερο του 10%. 

Άρθρο 25. 

Δείγματα προσφερό μενών υλικών. 

1. Αν η διακήρυξη του διαγωνισμού απαιτεί την κατάθεση 
δειγμάτων των προσφερόμενων υλικών, τα δείγματα αυτά 
κατατίθενται κατά τον καθοριζόμενο στη διακήρυξη τρόπο 
καί χρόνο. 

Προσφορά χωρίς κατάθεση δειγμάτων κατά τον τρόπο και 
χρόνο που καθορίζεται στη διακήρυξη είναι δυνατό κατά την 
κρίση της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρω- 
τευούσης να απορριφθεί ως απαράδεκτη. 

2. Τα δείγματα των διαγωνιζομένων που δεν ανακηρύσσο- 

νται μειοδότες, επιστρέφονται σ’ αυτούς, εφόσον δεν κατανα¬ 
λωθούν ή δεν καταστραφούν κατά τον έλεγχο της κατάλληλό - 
τητάς τους. ' ■ 

3. Εάν δε ζητηθούν από τους ενδιαφερομένους μέσα 
σε τρεις (3) μήνες από την κατακύρωση του διαγωνισμού, 
τότε περιέρχονται στην-κυριότητα της Εταιρείας Υδρεύσεως 
και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης. 

4. Τα δείγματα εκείνιυν στους οποίους κατακυρώνεται η - 
προμήθεια παραμένουν στην αρμόδια υπηρεσία της Εταιρείας 
Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως ΓΙ ρωτευούσης, μέχρι την 
πλήρη εκτέλεση-της σύμβασης. 

5. Αν για την εξακρίβωση της ποιότητας του υπό προμή¬ 
θεια είδους απαιτείται χημικός ή μηχανικός έλεγχος, η πο¬ 
σότητα και η επιφάνεια των δειγμάτων πρέπει να είναι επαρ¬ 
κής για τη διενέργεια τοιν ελέγχων. 

Άρθρο 26. 

Χρόνος παράδοσης των υλικούν. 

1. Ο χρόνος παράδοσης των υλικών πρέπει να καθορίζεται 
σαφώς στην προσφορά και να είναι ο συντομώτερος δυνατός, 
ή αυτός που καθορίζεται στη διακήρυξη. 

2. Προκειμένου για τμηματικές παραδόσεις πρέπει να 
καθορίζονται σαφώς για κάθε είδος προσφερόμενου υλικού, ο 
χρόνος έναρξης των παραδόσεων, ο προγραμματισμός τους 
ως προς την ποσότητα και το χρόνο και η προθεσμία πλήρους 
παράδοσης του υλικού- 

.Άρθρο 27. .... 

Ποιοτικός έλεγχος και παράλαβή υλικών.' 

1. Η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Π ρωτευού¬ 
σης έχει το δικαίωμα να διενεργήσει ποιοτικό έλεγχο, των 
υπό προμήθεια υλικών στο εργοστάσιο του προμηθευτή. Ο 
έλεγχος αυτός έχει για την Εταιρεία Υδρεύσεωςί και Αποχε- 
τεύσεως Π ρωτευούσης συμβουλευτικό χαρακτήρα. 

2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να συμβάλει ενεργά με προ- 
σωπικό και μέσα-στην πραγματοποίηση του ποιοτικού ελέγχου 
χωρίς ιδιαίτερη "αμοιβή. Υποχρεούται επίσης να "εξασφαλίζει 
στα εξουσιοδοτημένα από την Εταιρεία Υδρεύσεως·και Απο¬ 
χετεύσεως Πρωτευούσης πρόσωπα ή υπαλλήλους της άδεια 
επίσκεψης όλων των τμημάτων του εργοστασίου και των 
λοιπών χώρων, στους οποίους διεξάγεται η σχετική με τα υπό 
προμήθεια είδη εργασία, για να την παρακολουθεί και να 
διενεργεί όλους τους κατά την κρίση τους ελέγχους. 

• 3. Η παραλαβή των-υλικών πραγματοποιείται .από επιτρο¬ 
πή που ορίζεται από τη Διεύθυνση της Εταιρείας Υδρεύσεως 
και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης και αποτελέίτα.ι από υπαλ¬ 
λήλους της. Η επιτροπή συντάσσει και υπογράφει το. σχετι¬ 
κό πρωτόκολλο στην περίπτωση παραλαβής ή απόρριψης 
του είδους. . 

4. Εφόσον από την επιτροπή καταρτισθεί -πρωτόκολλο 
απόρριψης, αυτή εκθέτει σ’ αυτό τους λόγους-απόρριψης 
και τις παρεκκλίσεις του απορριπτομένου είδους, γνωματεύει 
αν το είδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην περίπτωση 


αυτή, ποια είναι κατά την κρίση της η επιβαλλόμενη έκπτωσή 
τιμής-^ , · · ' 

5. Σε περίπτωση απόρριψης είδους από την επιτροπή παρα¬ 
λαβής, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί με αίτηση του 
προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα στη Δευτεροβάθμια- Επιτρο¬ 
πή Παραλαβής, στην οποία καλείται υποχρεωτικά ο προμη¬ 
θευτής. Η κατά τα ανωτέρω Δευτεροβάθμια Επιτροπή Πα¬ 
ραλαβής ορίζεται με απόφαση της Διεύθυνσης η δε γνωμοδό¬ 
τηση της είναι συμβουλευτική. 

6. Αν η επιτροπή παραλαβής απορρίψέι το αντικείμενο 
της προμήθειας γιατί δεν πληροί τους όρους-.της σύμβασης, 
εισηγείτάι τον ορισμό, στον προμηθευτή εύλογης προθεσμίας 
για την αντικατάσταση των προς παραλαβή υλικών. 

Αν ο προμηθευτής δε. δεχθεί την παράταση της αντικατά¬ 
στασης ή αν αυτή παρέλθει άπρακτη, τότε η Επιτροπή Παρα¬ 
λαβής εισηγείτάι την κατάπτωση της εγγύησης και των συμ- 
φωνημένων ποινικών ρητρών. 

7. Προκειμένου για υλικό που προορίζεται για εγκατά¬ 
σταση και θέση σε λειτουργία, η ποιοτική και ποσοτική παρα¬ 
λαβή πραγματοποιείται από την αρμόδια Επιτροπή αμέσως 
μετά την εγκατάσταση και θέση του σε λειτουργία. 

Άρθρο 28. 

Παραλαβή ειδών από το Εξωτερικό. 

1. Προκειμένου για προμήθεια υλικών από το Εξωτερικό 
η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή αυτών, άν δεν 
ορίζεται αλλιώς στη διακήρυξη, γίνεται στην Ελλάδα. 

2. Πριν από.τη φόρτωση ή κατά το στάδιο κατασκευής 

των υλικών η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως.. Πρω¬ 
τευούσης· μπορεί να αναθέσει με δαπάνες της τον ποιοτικό 
και ποσοτικό έλεγχό, σε διεθνές γραφείο ελέγχου και επίβλε¬ 
ψης,. της εκλογής της. , " . ■ ( 

3. Το πιστοποιητικό ελέγχου του παραπάνω γραφείου 
χρησιμοποιείται από τον προμηθευτή για το άνοιγμά της 
ενέγγυας πίστωσης και όχι για την οριστική ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή, η οποία γίνεται στην Ελλάδα. 

4. Για την πραγματοποίηση του ποιοτικού και ποσοτικού 
ελέγχου σύμ,φωνα με τα παραπάνω, ο προμηθευτής υποχρεού- 
ται χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή να βοηθήσει ενεργά με προσωπικό 
και μέσα το διεθνές γραφείο ελέγχου. 

. .. - Άρθρο 29/ . 

Τιμές προσφορών. 

Προκειμένου. περί προσφορών προμήθειας υλικών από-το 
Εξωτερικό οος προ.ς τις τιμές ισχύουν τα εξής τα οποία και 
περιλαμβάνονται στους όρους διακήρυξης : 

1. Οι τιμές των προσφορών είναι σταθερές και δεν αναθεω¬ 
ρούνται ούτε αναπροσαρμόζονται. Τούτο έχει τήν έννοια ότι ο 
προμηθευτής για τον καθορισμό των τιμών έλαβε υπόψη, 
κάθε δυσχέρεια η οποία μπορεί να αναφυεί .κατά το χρόνο 
εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του ή κάθε λόγο ή αιτία 
που μπορούσε να προκαλέσει αύξηση των τιμών. 

Ο Προμηθευτής επομένως δεν έχει κανένα δικαίωμα ή 
.απαίτηση για οποιαδήποτε αύξηση του τιμήματος, ή αναπρο¬ 
σαρμογή του και ρητά και ανεπιφύλακτα παραιτείται κάθε 
αναλόγου δικαιώματος. 

2. Προκειμένου περί προμήθειας υλικού η τιμή του οποίου 
καθορίζεται με αγορανομική διάταξη, αναπροσαρμογή της 
τιμής αυτής" είναι .δυνατή μόνο στο-πλαίσιο τυχόν νεότερης 
αγορανομικής διάταξης. 

3. Οι τιμές το)γ προσφορών (μονάδας και συνολικές) πρέ¬ 
πει να εκφράζονται σε δραχμές και να αναφέρονται σε παρά¬ 
δοση στις αποθήκες της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχε¬ 
τεύσεως ΓΙ ρο>τευούσης ή στις αποθήκες του προμηθευτή. 

4. Τα .ποσοστά Φόρου Κύκλου Εργασιών (Φ.Κ.Ε.) και 
τέλους χαρτοσήμου με τα οποία επιβαρύνονται οι τιμές των 
προσφορών .πρέπει να ορίζονται χωριστά, αλλιώς οι τιμές 
νοούνται ότι περιλαμβάνουν τον αναλογούντα Φόρο Κύκλου 
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Εργασιών (Φ.Κ.Ε.) και τα τέλη χαρτοσήμου, τα οποία, και 
βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή.. 

5. Οι τιμές των προσφορών αναγράφονται αριθμητικώς 
και ολογράφως σε περίπτωση διαφοράς, επικρατεί η τιμή" που 
αναγράφεται ολογράφως. 

6. Στην προσφορά πρέπει να γίνεται μνεία του ποσοστού 
προστασίας της-οποίας τυχόν απολαύει ο.συμμετέχων στο 
διαγωνισμό. 

7. Για προσφορές από αλλοδαπούς οίκους ισχύουν πρόσθε¬ 
τα τα εκάστοτε εξαγγελλόμενα μέτρα υπό των Υπουργείων 
Εθνικής Οικονομίας και Εμπορίου. 

Άρθρο 30. 

Όροι πληρωμής - απαιτούμενα δικαιολογήτικά. 

Οι πληρωμές για προμήθειες υλικών βάσει, συμβάσεων 
γίνονται, αν δεν ορίζεται ■ αλλιώς στους ειδικούς όρους της 
διακήρυξης με τον ακόλουθο τρόπο : 

1. Για προμήθειες από το εσωτερικό, τοις μετρητοίς, μετά 
την καλή ποσοτική και ποιοτική παράδοση που βεβαιούται 
με πρωτόκολλο της αρμόδιας Επιτροπής παραλαβής και βά- 
σει των υποβαλλομένων οπό τον προμηθευτή τιμολογίων. Τα 
ίδια ισχύουν και σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων. 

2. Για προσφορές από αλλοδαπούς οίκους ισχύουν πρό¬ 
σθετα τα εκάστοτε εξαγγελόμενα μέτρα υπό των Υπουργείου 
Εθνικής Οικονομίας και Εμπορίου. 

Άρθρο 31. 

Προμήθεια αντιπροσώπου. 

Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν το ποσό τής τυχόν προ¬ 
μήθειας ή άλλης απολαβής υπέρ του αντιπροσώπου στην 
Ελλάδα, η οποία πρέπει να περιλαμβάνεται στις ■ τιμές της 
προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση νοείται ότι οι τιμές των 
πρασφορούν περΛαμβάνουν και την τυχόν - προμήθεια του 
αντιπροσώπου. 

Άρθρο 32. 

- Προκαταβολή. ■ . ' 

Αίτηση γιά χορήγηση προκαταβολής δε γίνεται δεκτή 
εκτός εάν ρητά αναφέρεται στη διακήρυξη. 

Άρθρο 33. 

Συνέχιση διαγωνισμού με έγγραφες προσφορές ή προφορικώς. 

1. Εφόσον προβλέπεται από τη διακήρυξη δυνατότητα 
συνέχισης του διαγωνισμού, αυτή πραγματοποιείται μετά 
την αποσφράγιση και ανακοίνωση των προσφορών, εγγρά- 
ψως ή προφορικώς ενώπιον της Επιτροπής" προμηθειών. Ο 
διαγωνισμός .συνεχίζεται την ίδια ή ορισμένη επόμενη ημέρα 
και συμμετέχουν σ’ -αυτόν μόνο -όσοι .προμηθευτείς έλαβαν 
μέρος στο διαγωνισμό αρχικά. 

2. Σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις· "και εφόσον ■ ο 
κανονικός διαγωνισμός με έγγραφες προσφορές απέτυχε ή 
κατέστη εμφανώς ασύμφορος για την Εταιρεία Υδρεύσεως 
και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης, δύναται με απόφαση της 
Διεύθυνσης μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Προμη¬ 
θειών, να ακολουθηθεί η διαδικασία της προηγούμενης πάρα-, 
γράφου, έστω και αν η συνέχιση του διαγωνισμού δεν προ- 
βλέπεται ειδικά από τη σχετική διακήρυξη. 

3. Η κατά,τα ανωτέρω συνέχιση μειοδοτικού διαγωνισμού 
εφαρμόζεται κυρίως στις περιπτώσεις μισθώσεων μεραφορι- 
κών μέσων ή μηχανημάτων και δι’ αυτής επιδιώκεται κάι η 
ευθυγράμμιση των τιμών ή μισθωμάτων προς εκείνο του-μειο¬ 
δότη. . 

Άρθρο 34. 

Δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο-. - 

1. Αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια ’των Αθηνών 
για επίλυση κάθε διαφοράς 1 που προκύπτει από σύμβαση της 
Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης με 
εγχώριο προμηθευτή. 


2. Κάθε .-.διαφορά , που δημιουργείται, από σύμβαση της 
Εταιρείας, Υδρεύσεως και. Αποχετεύσεως .Πρωτευούσης με 
αλλοδαπό ,ο.ίκο λύεται από τα Ελληνικά δικαστήρια, σύμφωνα 
με το' Ελληνικό ουσιαστικό Δίκαιο; - 

3. Σχετικές με τα ανιοτέρω ρήτρες περιλαμβάνονται σε 
όλες τις διακηρύξεις εσωτερικών και διεθνών διαγωνισμών 
και στις καταρτιζόμενες συμβάσεις. 

' ■ · Άρθρο 35. ., -·- ■ .■■■/ 

Προστασία Εγχώριας και Επαρχιακής Βιομηχανίας. 

Η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης 
εφαρμόζει τις εκάστοτε ισχύαυσες διατάξεις-που αφορούν : 

α) Σε προτίμηση τών προϊόντων της εγχώριας Βιομηχα¬ 
νίας και 

β) Προστασία, της Επαρχιακής Βιομηχανίας και Βιοτε¬ 
χνίας.. . 

Άρθρο 36. 

ώ ..... . , 

.. ... Επιτροπές προμηθειών .-Αρμοδιότητες. 

Από τη Διεύθυνση της Εταιρείας.Υδρεύσεως κοίι. Απόχετεύ- 
σεως. Πρωτευούσης συγκροτούνται" οι εξής δύο Επιτροπές 
Προμηθειών με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες : 

1. Επιτροπή-προμήθειας υλικών αξίας μέχρι 250.000 δρχ. 

Προκειμένου για προμήθειες υλικών της πιο πάνω αξίας, 
αρμόδια από την Υπηρεσία Προμηθειών,.τις Τεχνικές Υπη¬ 
ρεσίες ν,αι Οικονομι-Λές" Υπηρεσίες και ορίζονται" μαζί μ® 
τους αναπληρωτές ' από τους Προϊσταμένους 1 των αντίστοι¬ 
χων υπηρεσιών και εναλλάσσονται. 

Η Επιτροπή προεδρεύεται ■ από τον ανώτερο και επι 
ισοβάθμων τον αρχαιότερο στο βαθμό υπάλληλο, συνέρχεται 
ορισμένες ημέρες και ώρες και έχει τις εξής αρμοδιότητες : 

α) Αποσφραγίζει", υπογράφει, και ελέγχει τις προσφορές 
που συγκεντρώνει η Υπηρεσία Προμηθειών: για προμήθειες 
υλικών με πρόχειρο διαγωνισμός ι'· 

Η Επιτροπή .προχωρεί στην αποσφράγιση των πρ,οσφορών 
μόνο αν αυτές , είναι, πλήρεις από απόψεως αριθμού και αντι¬ 
προσωπευτικές του-είδους που ζητείται. , 

β) Εισηγείται την άμεση ανάθεση της προμήθειας .του 
υλικού αν ο μειοδότης προκύπτει σαφώς. Αλλιώς με υπηρε¬ 
σιακό σημείωμα στέλνει αντίγραφά προσφορών στον Προϊστά¬ 
μενο της αιτούσηςΎπηρεσίας για τον καθορισμό της καλύτερης 
για να γίνει δεκτή προσφοράςαπό τεχνικής, απόψεως. 

ΤΙ γραπτή και-αιτιολογημένη επαρκώς, σύμφωνα με τα 
παραπάνω, προτίμηση τής-αιτούσης υπηρεσίας -είναι δεσμευ¬ 
τική για την.Επιτροπή και την.-Υπηρεσία Προμηθειών. 

γ) Στις περιπτώσεις που περισσότεροι-προμηθευτές ,προ- 
σφεραν τις ίδιες τιμές, για,το ίδιο κατά ποιότητα είδος ειση- 
γείται την ανάθεση, της.προμήθειας σε έναν από τους (Μειοδό¬ 
τες με ή χωρίς κλήρωση ή.τήν κατ’ ίσομοιρίαν ανάθεσή κατα 
την κρίση της. ’ ' 

2. " Επιτροπή Προμήθειας Υλικών αξίας μεγαλύτερης-των 

250.000. δρχ.. .·. ■·.. . ...Α.. . - ... -·'■ 

■ Η 1 Επιτροπή αυτή είναι 3μελής και τα μέλη της μετά των 
αναπληρωτών 1 προέρχονται από την Υπηρεσία Προμηθειών, 
τις Οικονομικές Υπηρεσίες και τις Τεχνικές Υπηρεσιες'κάι 
εναλλάσσονται και προεδρεύεται από τον ανώτερο και επι 
ισοβάθμων του αρχαιότερου σε βαθμό υπάλληλό και εχει 
τις εξής αρμοδιότητες. - ;■■■.■ ■■··■ ν¬ 

α) Αποσφραγίζει τις προσφορές 1 και υπογράφει τους φα¬ 
κέλους, τα αντίγραφα των προσφορών και όλα τα συναφή έγ¬ 
γραφα. Κατά τη διαδικασία αποσφράγισης δικαιούνται να 
παρίστανται- μόνο οι μετέχοντες στο διαγουνισμο με ειδικά 
εξουσιοδοτημένο."εκπρόσωπό τους. .··· -: - 1 · 

~ β) Ανακοινώνει μέσω τού Προέδρου της μπροστά σε ολους 
τους παρισταμένους τα κύρια στοιχεία των προσφορών. 
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γ) Απορρίπτει ως τυπικά ,ιαπάράδεκτές προσφορές που 
υποβάλλονται χωρίς εγγύηση .ή. με εγγύηση η. οποία όμως 
δε συμφωνεί με-.τους όρους, του παρόντος κανονισμού. 

. δ) Εισηγείται στη Διεύθυνση για την τύχη ενστάσεων που 
υποβλήθηκαν κατά της συμμετοχής προμηθευτή, σε διαγωνι¬ 
σμό, ή κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού. 

ε) Συντάσσει το πρακτικό του διαγωνισμού και μ’ αυτό 
εισηγείται στη. Διεύθυνση της Εταιρείας Τδρεύσεως και 
Αποχετεύσεως Πρωτευούσης την ανάθεση της προμήθειας 
στον πρώτο ή τους επόμενους μειοδότες ή την απόρριψη των 
προσφορών και την. επανάληψη του διαγωνισμού. 

στ) Εισηγείται την ανάθεση, της προμήθειας με κλήρωση 
μπροστά στους ενδιαφερομένους ή την κατ’ ,ισομοιρία ανά¬ 
θεση στις περιπτώσεις που προσφέρθηκαν για το. ίδιο κατά 
ποιότητα είδος, οι ίδιες τιμές από περισσότερους προμηθευτές. 

Άρθρο 37. 

Εγγυητικές-επιστολές. *· 

Το περιεχόμενο της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 
καί.καλής εκτέλεσης είναι σύμφωνο'με τα υποδείγματα που 
επισυνάπτονται στους γενικούς όρους κάθε διακήρυξης. 

Άρθρο 38. 

Εκποίηση άχρηστου υλικού.· 

1. Τα, εκ παλαιώσεως λόγω μακροχρόνιας χρήσεως, .εκ 
τεχνικής απαξίωσης ή ένεκα άλλων αιτίων εμφανιζόμενα ότι 
δε δύνανται πλέον να χρησιμοποιηθούν ' για το σκοπό για 
τον οποίο προορίζονται - από .τις-: ; Υπηρεσίες της. ^Εταιρείας 
Τδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης υλικά εν γένει, 
συγκεντρώνονται σε ειδικούς χώρους των αποθηκών. 

2. Εκ των.υλικών αυτών τα μεν.αναλώσιμα.απογράφονται 
από την Υπηρεσία Αποθηκών, τα δε πάγια από την Υπηρεσία 
Ελέγχου Περιουσίας. 

3. Καταστάσεις των υλικών που προτείνονται για εκποίη¬ 
ση από τις παραπάνο.) Τπηρεσίες υποβάλλονται στην αρμόδια 
Επιτροπή εκποίησης Άχρηστου Υλικού. 

Άρθρο 39. 

Επιτροπή εκποιήσεως άχρηστου υλικού. 

1. Στα πλαίσια της Υπηρεσίας προμηθειών λειτουργεί 
κατ’ αρχήν Γραφείο Εκποίησης που επανδρούται από προ¬ 
σωπικό της Υπηρεσίας Προμηθειών. 

2. Το Γραφείο Εκποίησης υποβάλλει τις καταστάσεις των 
προτεινόμενων προς, εκποίηση υλικών, στην Επιτροπή κρί- 
σεσις και οριστικού χαρακτηρισμού τοιν υλικών, την οποία 
δια του τρόπου αυτού δραστηριοποιεί. 

Από την τελευταία αυτή επιτροπή παραλαμβάνει τα πρωτό¬ 
κολλα αχρήστευσης υλικών, με βάση τα οποία συντάσσονται οι 
διακηρύξεις των πλειοδοτικών διαγωνισμών. 

3. Περίληψη των διακηρύξεων αυτών δημοσιεύεται σε δύο 
τουλάχιστον οικονομικές και δύο πολιτικές εφημερίδες των 
Αθηνών ευρείας κυκλοφορίας. 

Άρθρο 40. 

Επιτροπή κρίσης και χαρακτηρισμού υλικών. 

1. Από τη Διεύθυνση της Εταιρείας Υδρεύσεως και Απο¬ 
χετεύσεως Πρωτευούσης συγκροτείται Επιτροπή αποτελού- 
μενη εκ τριών τακτικών και ισαρίθμων αναπληρωματικών 
μελών έμπειρου προσωπικού, που προεδρεύεται, από το' 
ανώτερο και επί ισοβάθμων το αρχαιότερο στο βαθμό μέλος. 

2. Αποστολή της Επιτροπής είναι ο οριστικός χαρακτη¬ 

ρισμός με επαρκή αιτιολόγηση και ένταξη των προτεινομέ- 
νων προς εκποίηση υλικών σε μία από τις παρακάτοί δύο 
κατηγορίες : , - 

α) Υλικά προς εκποίηση. · 

β) Υλικά επισκευάσιμα - Διατηρητέα. 

3. Η επιτροπή συνέρχεται τακτικώς μεν κατά τους μήνες 
Απρίλιο και Οκτώβριο κάθε έτους, εκτάκτως δε ,καθ’ οποίο - 
δήποτε χρόνο συντρέχει λόγος.προς χαρακτηρισμό υλικών. 


4. Οι αποφάσεις της Επιτροπής ως προς την κατάταξη 

των υλικών.γνωστοποιούνται στο Γραφείο Εκποίησης, την 
Υπηρεσία Αποθηκών και την Υπηρεσία Περιουσίας, πρός 
τις οποίες διαβιβάζονται και τα υπ’ αυτής συντασσόμενα προιι- 
τόκόλλα αχρήστευσης υλικών. · - 

5. Υλικό δεν εκποιείται αν δεν έχει χαρακτηρισθεί και εντα¬ 

χθεί στο 'εκποιητέο κατά τη διαδικασία του παρόντος κανο¬ 
νισμού. . .. 

Άρθρο 41. 

Υποβολή προσφορών.' 

.. 1. Οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν μέρος στον πλειοδοτικό 
διαγιονισμό, δύνανται να λάβουν γνώση της καταστάσεως στην 
οποία ευρίσκονται τα υλικά επισκεπτόμενοι τους χώρους απο¬ 
θήκευσής τους. 

2. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Επιτροπή Εκποίησης 
Άχρηστου Υλικού, μέχρι της ημέρας και ώρας που αναφέρεται 
στη σχετική διακήρυξη. 

3. Για τις προσφορές οι οποίες αποστέλλονται ταχυδρο¬ 
μικούς ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 12 του πα:- 
ρόντος Κανονισμού. 

4. Προϋπόθεση αποδοχής προσφοράς είναι η ρητή δήλιοση 
του πλειοδότη ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης ότι 
τους αποδέχεται πλήρως, εκτός εκείνων οι οποίοι απορρίπτο¬ 
νται ή τροποποιούνται δια της προσφοράς. 

5. Προσφορά που υποβάλλεται εκπρόθεσμα ή είναι αόριστη 
και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή τελεί υπό αίρεση απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 

Άρθρο 42. . 

Εγγυήσεις. 

1. Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεωτικούς μετά της προσφοράς 
υποβάλλουν : 

α) Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, μιας αναγνοορισμέ- 
νης Τράπεζας, για ποσό καλύπτον το 5 % του ποσού της 
προσφοράς τους ή 

β) Απόδειξη κατάθεσης στο Ταμείο της Εταιρείας Υδρεύ¬ 
σεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης ανάλογου ποσού, 
και για τον αυτό σκοπό. 

Η ως άνω εγγύηση είναι υποχρεωτική μόνο, όταν το προ- 
σφερόμενο τίμημα υπερβαίνει το ποσό των 200.000 δρχ. 

. 2. Η εγγύηση συμμετοχής των μη αναδειχθέντων πλειο¬ 
δοτών επιστρέφεται σ’ αυτούς μετά το πέρας του διαγωνισμού, 
ή μετά τη λήξη ισχύος της προσφοράς τους. 

3. Η εγγύηση συμμετοχής του αναδειχθέντος πλειοδότου 
επιστρέφεται σ’ αυτόν μόνο μετά την κατάθεση εγγυητικής 
επιστολής καλής εκτελέσεως και για ποσό καλύπτον το 10 % 
του ποσού της προσφοράς του. 

•4. Η εγγύηση καλής εκτελέσεως καταπίπτει αυτοδικαίως 
υπέρ της Εταιρείας Τδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευού¬ 
σης αν ο πλειοδότης υπαναχωρήσει εκ της προσφοράς του, ή 
παραβιάσει οποιοδήποτε όρο της διακήρυξης. 

Άρθρο 43. 

Διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού. 

1. Ο πλειοδοτικός διαγωνισμός διενεργείται από το Γρα¬ 
φείο Εκποίησης Άχρηστου Υλικού στον τόπο και το χρόνο 
που ορίζεται στη διακήρυξη. 

Δικαιούνται να παρίστανται αυτοπροσώπως -ή δι’ εξου¬ 
σιοδοτημένου αντιπροσώπου μόνο οι συμμετέχοντες στο 
διαγωνισμό. 

2. Η δημοπρασία και η εκδοθησομένη παραγγελία πωλή- 
σεως διέπονταί υπό των επισυναπτομένων γενικών όρων, οι 
οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος·της διακήρυξης.. 

3. Οι φάκελοι, τα αντίγραφα των προσφορών και όλα τα 
συναφή' έγγραφα υπογράφονται κατά, την αποσφράγιση το^ν 
προσφορών από τα μέλη της Επιτροπής, τα δε κύρια σημεία 
των προσφορών ανακοινώνονται στους ενδιαφερομένους. 
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Άρθρο 44. ■ 

Κάτακύρώση διαγωνισμών εκποιήσεως. - Παραλαβή υλικόν/. 

1. Η κατακύρωση γίνεται μόνο κατόπιν εγγράφου ανακοι- 
νώτεως της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεις Πρω- 
τευούσης προς τον πλειοδότη. 

2. Η παράδοση των υλικών στον πλειοδότη γίνεται μετά 
την κατάθεση στο Ταμείο της Εταιρείας Γδοεύσεως και Απο- 
χετεύσεως Πρωτευούσης ολόκληρης της αξίας τη·, προσφοράς 
εντός 30 ημερών από της εγγραφής γνωστοποίησης στον 
πλειοδότη της κατακύρωσης της δημοπρασίας. 

Η παραλαβή των υλικών γίνεται εντός 10 ημερών από της 
καταβολής της αξίας τους. * 

3. Στην περίπτωση κατά την οποία η προς παράδοση ποσό¬ 
τητα ευρεθεί μικροτέρα της.αναγραφόμενης στη διακήρυξη, 
η Εταιρεία 'ϊ'δρεύσεως και Αποχετέύσεως Πρωτευούσης επι¬ 
στρέφει την επιπλέον καταβληθείσα αξία. 

4. Τα υλικά εκποιούνται όπως και όπου είναι, χωρίς δικαίω¬ 
μα επιλογής, τα δε έξοδα φορτώσεως και μεταφοράς βαρύ¬ 
νουν αποκλειστικά τον αγοραστή. 

Άρθρο 45. 

Εκποίηση παγίο/ν κινητών στοιχείων.' 

1. Αναλώσιμα ή πάγια περιουσιακά στοιχεία που αγορά¬ 
στηκαν από την Ελληνική αγορά ή εισάχτηκαν μετά δασμών, 
εκποιούνται κατά τη διαδικασία των προηγουμένων άρθρων 
του παρόντος κανονισμού. 

/ 2. Μέσω του Ο.Δ.Δ.Υ. αντίθετα εκποιούνται στοιχεία 
περιουσιακά τα οποία εισάχτηκαν υπό της πρώην Ελληνικής 
Εταιρείας Υδάτων ή του πρώην Ο.Α.Π. άνευ δασμών. 


Άρθρο .46. 

Διαγωνισμοί εκποίησης άκαρπ.κ. 

1. Σε περίπτωση που ο πλειοδοτικός διαγωνισμός εκποίη¬ 
σης άχρηστου υλικού αποβεί άκαρπος επαναλαμβάνεται για 
δεύτερη και τρίτη φορά αμέσως και για τέταρτη μετά εξά¬ 
μηνο. 

2. Αν παρά τις επαναλήψεις η εκποίηση δεν κατέστη τελι¬ 
κά δυνατή η Επιτροπή εισηγείται στη Διεύθυνση της Εται¬ 
ρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεις Πρωτευούσης εκποίηση 
κατ’ ανάθεση σ’ έναν προμηθευτή. Αν και δια του τρόπου αυτού 
δεν επιτευχθεί αποτέλεσμα ή το επιτευχθέν τίμημα δε ) κρίνε- 
ται ικανοποιητικό, η Επιτροπή Εκποίησης μετά από γνωμο¬ 
δότηση της Επιτροπής χρίσε ως και χαρακτηρισμού των 
υλικών, εισηγείται στη Διεύθυνση τη μερική ή ολική διατή¬ 
ρηση ή απόρριψη των εκποιητέων υλικών. 

Άρθρο 47. 

Ισχύς κανονισμού. 

Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού εφαρμόζονται σε 
όλες τις περιπτώσεις πλην εκείνων που διατάξεις Κανονισμών 
Διεθνών Οργανισμών στους οποίους μετέχει η Ελλάδα προ : 
βλέπουν άλλες ρυθμίσεις οπότε εφαρμόζονται οι τελευταίες 
αυτές. 

Στον Γφυπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση 
και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος. 

Αθήνα, 12 Ιανουάριου 1985 
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